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الفصل 11.1 ... 


المطالبات وسحب الأعمال والفسخ 
عاناأاع21ه2 ترق كتتراةا0 


1 الإحراءات في حالة المخالفات أو القصور في تنفيذ العقد: 
15 اناه إذيلتك 0غ عنبااتج؟ 60116361015 
- إذا أوقف المقاول الأعمال دون سبب معقول تقبله الإدارة: أو إذا رأت الإدارة أن المقاول قد تباطأ أو قصر 
أو أهمل أو عجز في تنفيذ أي عمل من الأعمال المطلوية منه في العقد,. أو خالف في العمل وفق أي من 
أحكامه فإن لها أن تنذره بوجوب بذل الاهتمام والنشاطء؛ والتقيد بالأحكام والشروط المطلوبة منه خلال مدة 
لا تقل عن خمسة أيام إلا في الحالات العاجلة. مبينة في هذا الإنذار الإهمال أو التقصير أو المخالفات 
الواقعة. 
- يعتبر الإنذار المرسل من قبل الإدارة وثيقة تثبت وقوع القصور أو الإهمال أو المخالفة موضوع البحث؛ ما 
لم يتقدم المقاول خلال مدة ثلاثة أيام من تاريخ تبلغه الإنذار ببراهين كافية تقتنع بها الإدارة من أن القصور 
أو الإهمال كان بسبب معذرة مقبولة. 
- إذا انقضت مدة الإنذار دون أن يقوم المقاول بتنفيذ ما طلبته منه الإدارة من زيادة في سرعة العمل وتقيد 
بشروط العقدء فللإدارة آنئذ الحق في اتخاذ الإجراءات التالية: 
1 أن تقوم بالنيابة عن المقاول وعلى نفقته بزيادة العمال والمستخدمين مهما اختلفت مهنهم 
واختصاصاتهمء وبشراء المواد واللوازم والإحضارات: وإجراء كل ما تعتقد بضرورته من التدابير لتامين سير 
العمل بالسرعة والدقة والشروط والأوصاف المطلوبة في العقد. وعلى المقاول أن يدفع جميع التكاليف 
والنفقات التي تتكبدها الإدارة في هذا السبيل: دون أن يحق له الاعتراض على أي من الإجراءات أو 
الأسعار أو الأجور التي تتم الإدارة بموجبها إنجاز الأعمال وشراء المواد. وإذا تأخر المقاول أو تمنع عن تسديد 
0 التكاليف والنفقات فللإدارة الحق يدفعها لأصحابها بالنيابة عنه دون تأخر. وحسمها من استحقاقاته. 
أن تأمر بإيقاف العمل في أي جزء تقع فيه المخالفة الملحوظة. وأن لا تسمح للمقاول بمتابعة العمل 
فيه إلا بعد إزالة أو تصليح المخالفة الواقعة والعودة للتقيد بمقتضيات جميع الأحكام الواردة في العقد؛ ولا 
يجوز للمقاول في مثل هذه الحالة أن يطالب بأي تعويض مادي أو تمديد لمدة العقد بسبب إيقاف العمل 
على هذا الشكل. 
1 المطالبات: 535أةاك 
إذا اعتبر المقاول. في أي حال من الأحوالء أنه يستحق زيادة في مدة العقد أو تعويضاً إضافيآ عن القيام 
بأعمال لم تغطها بنود العقد بشكل واضح: ولم يطلبها المهندس كعمل إضافي وفق ما هو وارد في هذه 
المواصفاتء فعلى المقاول إخطار المهندس خطياً بعزمه على المطالبة بتمديد مدة العقد أو التعويض قبل 
البدء بهذا العمل. كما يجب على المقاول أن يقدم للمهندس السجلات المناسبة التي تمكنه من حساب 
المدة أو التعويض الإضافي بالشكل المطلوبء وإذا لم يقم المقاول بذلك 0 ا له أية مطالبة بتمديد مدة 
العقد أو التعويض. ولا يعني الإخطار الصحيح من قبل المقاول للمهندس تثبيتاً ودعماً لصحة المطالبة:؛ وإنما 
يمكن للمهندس إذا رأى أن هذه المطالبة تستند إلى أسس عادلة وصحيحة: أن يطلب من المقاول 0 
بالعمل المؤدي إلى المطالبة: وإعطائه أمر التغيير اللازم وفق ما هو منصوص عليه في هذه المواصفاتء ما 
لم تنص الشروط العامة للعقد على خلاف ذلك. 
1 تسوية الخلافات: دعأنامواط 06 51622116 
يتم حل النزاعات والخلافات التي قد تنتج عن أعمال العقد بالطرائق الودية: وإذا تعذر حلها بهذه الطرائق 
يحق للفريقين عندئذ اللجوء إلى التحكيم وذلك وفق ما هو وارد في الشروط العامة للعقد ووفقآ للأنظمة 
والقوا نيدت الناظمة لحل النزاعات والخلافات في الجمهورية العربية السورية: ما لم تنص الشروط العامة 
للعقد على خلاف ذلك. 
1 سحب العمل من المقاوك: 01151368 01 ع الاأاع1رم0ط 
للإدارة الحق في سحب العمل من المقاول وتنفيذه على حسابه في الحالات التالية: 
١‏ - عند عدم مباشرة المقاول بتنفيذ العمل في الوقت المحدد لذلك في العقد. 
إذا أخل المقاول بالبرنامج الزمني الموضوع إلى الحد الذي يحمل الإدارة على الاعتقاد بأن العمل لن 
ينجز في المدة المقررةء أو إذا كان هذا التأخير يؤدي إلى تجاوز غرامة التأخير النسبة المحددة في شروط 
العقد. 
3- إذا أوقف المقاول العمل دون عذر مدة تتجاوز 30 يوماً بعد إخطاره من قبل المهندس بالاستمرار في 
العمل. 
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4 عند تخلف المقاول عن إزالة مواد من الموقع أو هدم أي جزء من العمل وإبداله خلال 30 يومآ بعد 
استلامه إخطاراً خطياً بذلك من المهندس يحدد فيه المواد المطلوب إزالتها أو العمل المطلوب هدمه 
وبل الات ذلك. 

إذا أخل المقاول بأي من شروط العقدء أو أهمل القيام بأي من التزاماته بموجب العقدء أو امتنع عن 
5 خطئه خلال المدة التي تحددها الإدارة. 
إذا أحال المقاول إلى الغير كامل العمل أو أي جزء منه دون الموافقة الخطية المسبقة من الإدارة. 

إذا أعلن المقاول عجزه عن الاستمرار في تنفيذ العقد. 
و إذا ثبت للإدارة ارتكاب المقاول لأعمال الغش أو التلاعب أو الرشوة. سواء قام بذلك بنفسه أو عبر أي 
من وكلاثئه أو موظفيه. 
1 الإحراءات في حال سحب العمل: عالاأأء015؟! 01 035 رأ وعانالعء0رط 
1 عندما تقرر الإدارة سحب تنفيذ الأعمال كلها أو بعضها وفق أحكام هذه المواصفات, تدعو المقاول خلال 
0 يوماً من إخطاره بسحب العمل للاشتراك في قياس جميع الأعمال التي تم إنجازها حتى تاريخ 
للسحبء وتنظيم جرد كامل لجميع الآلات والمعدات والأدوات واللوازم والإحضارات التي جلبها إلى موقع 
العمل وسائر المنشآت المؤقتة التي أقامها فيه؛ فإذا رفض المقاول الحضور أو انتداب وكيل عنه أو تمنع عن 
توقيع الكشف بعد تنظيمه: فإن للإدارة أن تقوم بالعمل بمفردها وترسل نسخة عن الجرد المنظم ولائحة 
القياسات إلى المقاول بالبريد المسجل للإدلاء باعتراضاته عليها خلال عشرة أيام من تاريخ التبليغ؛ ولا 
تقبل الإدارة بعد مضي هذه المدة أي اعتراض بهذا الشأن. 
2 للإدارة عند سحب تنفيذ الأعمال أن توقف صرف أي مبلغ مستحق أو قد يستحقى للمقاول عن الأعمال 
التي أنجزها أو الإحضارات التي جلبها إلى موقع العملء: وأن تمنع صرف التأمينات والتوقيفات العائدة له وأن 
تتصرف أو تنحجز أو تستعمل بعض أو كل الأدوات والآلات والمعدات واللوازم والمنشاآت .المؤقتة المستحضرة 
إلى موقع العمل أو المقامة فيه بالكيفية التي تراها ملائمة لمصلحة المشروع:. دون أن تكون مسؤولة عن 
أية خسائر أو أضرار قد تلحق بالمقاول من جراء هذا الحجز أو الاستعمال أو التصرف. ويحق للإدارة أن تستمر 
في حجز هذه الأشياء بعد إنجاز الأعمال إذا وجحدت في ذلك ضماناً لحقوقها المترتبة على المقاول. على أنه 
إذا أنبت الغير ملكيته لأي شيء من الأشياء المحجوزة بوثائق ذات تاريخ ثابت وسابق لتاريخ العقد؛ فإن 
للإدارة أن تدفع له أجرتها اعتباراً من تاريخ سحب الأعمالء وفقآ للأسعار الرائجة أو للشروط المتفق عليها 
مع المقاول أيهما أفضل للإدارة. 
3 على المقاول أن يتحمل جميع المصاريف والنفقات التي تتكبدها الإدارة لإنجاز الأعمال المسحوبة:, 
وكذلك جميع الخسائر والأضرار التي قد تلحق بها من جراء قيامها بتلك الأعمال: وتعتبر جميع البيانات التي 
تقدمها الإدارة بشأن ما انفقته من مصاريف صحيحة., ولا يحق للمقاول الاعتراض على هذه النفقات أو على 
أي من الأسعار والأجور والتكاليف المتفرقة التي صرفت لإنجاز الأعمال: ولشراء المواد واللوازم وتنفيذ كافة 
الالتزامات الأخرى المفروضة بموجب أحكام العقد مهما بلغت قيمتها. 
وللإدارة أن تغرم المقاول بالإضافة إلى ما ذكر أنفاً ببعض أو كل تأميناته أو توقيفاته كنوع من الجزاء لقاء 
العطل والضرر اللذين تعرضت لهما الإدارة بسبب سحب الأعمال. 
4 للمقاول أن يتتبع سير الأعمال المنفذة من قبل الإدارة. على أنه إذا ظهر أن هذا التتبع يؤدي إلى عرقلة 
1 الأعمال وتشويشهاء فإن للإدارة. أن تمنعه من ذلك لمدة متفاوتة حسبما تقتضيه مصلحة العمل. 

إذا ظهر بنتيجة الحساب النهائي أن مجموع نفقات الأعمال التي قامت بها الإدارة على حساب المقاولء: 
0 فيها المصاريف الإدارية. لم تتجاوز ما كان يستحقه المقاول عنها فيما لو قام بإنجازها بنفسه بالأسعار 
المبينة في العقد,ء فإن الوفر الحاصل يعود للإدارة وليس للمقاول أي حق بالمطالبة به. على أنه في هذه 
الحالة تدفع الإدارة إلى المقاول أجرة المثل عن الأدوات والآلات والمعدات والمنشآت المؤقتة العائدة له عن 
المدة التي استعملت خلالها من قبل الإدارة وضمن حدود الوفر الحاصل. 
6 يجوز للإدارة أثناء تنفيذ الأعمال المسحوبة إعادة الأقسام الباقية أو بعضها إلى عهدة المقاول إذا اقتنعت 
بزوال الأسباب التي أدت إلى سحب الأعمال. 
1 فسخ العقد من قبل الإدارة: 8011111115112161012 لاط 60116131 01 13161011 أتلترع 1 
يعتبر العقد مفسوخاً حكماً في الحالات التالية: 
1 وفاة المقاول إذا كانت مؤهلاته الشخصية محل اعتبار في التعاقدء أما إذا لم تكن محل اعتبار فلا يفسخ 
العقد لهذا السبب إلا إذا رأت الإدارة أن ورثة المقاول لا تتوافر فيهم الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل, 
ولا يترتب على الفسخ في هذه الحالة تعويض لأي من المتعاقدينء وتعاد التأمينات إلى الورثة إذا لم تكن 
قد تحققت على المقاول التزامات أخرى. 
2 إفلاس المقاوك. 
3- التصفية القضائية. 
ويحق للإدارة الموافقة على استمرار المقاول بتنفيذ التزاماته إذا سمحت المحكمة بذلك. 


62 


الجزء 1 الأحكام العامة الفصل 11 المطالبات وسحب الأعمال والفسخ 


4 في حال ثبوت مخالفة المقاول للأحكام المتعلقة بمقاطعة إسرائيل؛: وفي هذه الحالة تصادر التأمينات 
دون الإخلال بحق الإدارة في ملاحقته بالتعويضات الناحمة عن الأضرار التي لحقت بها بنتيجة هذا الفسخ. 
5 يحق للإدارة فسخ العقد عند العدول عن تنفيذه نهائياً بناء على مقتضيات المصلحة العامة. 

1 فسخ العقد من قبل المقاوك: 6012613261801 لإط 0113© 01 1311011 1للنع 1 

إذا جاوزت فترة وقف الأعمال من قبل الإدارة دون بيان الأسباب سنة كاملة وفق الفقرة (4.5.1) كان من 
حق المقاول فسخ العقد إذا طلب ذلك. 

وعلى الإدارة سداد جميع مستحقات المقاول عن الأعمال التي تمت حتى تاريخ الفسخ, بالإضافة إلى 
قيمة الخسائر والتعويضات والأضرار التي قد يرى المقاول أنه يستحقها نتيجة لهذا الفسخ. كما يحق 
للمقاول استرداد التوقيفات المحتجزة لدى الإدارة وكذلك التأمينات: وإخراج معداته وآلياته ومواده المتواجدة 
في الموقع. 
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